ग्रामीण रुग्णालय, अनगर, जि. सोलापूर 
येथील रुग्णालय इमारत व अधिकारी 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास wily 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३अ 
: मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०१ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः आआसे/कक्ष- 
३/टे-६/ ग्रारुअनगर३०खाटाबांधकाम/१२४४-४५/२३, दि.१३.०२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

ग्रामीण रुग्णालय, अनगर, जि. सोलापूर येथील रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक 93.02.2023 रोजीच्या पत्रान्वये 
सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रक सहायक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, 
मोहोळ यांनी तयार केलेले असून, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२, सोलापूर, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे तसेच उपभोक्ता विभागाच्या वतीने जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर यांनी 
प्रमाणित केले आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
केली आहे. सदर अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ च्या दरसूचिवर आधारीत आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय 


घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य -33] 


झासन निर्णय :- 


ग्रामीण रुग्णालय, अनगर येथील रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी 


निवासस्थान बांधकामाचे अनुक्रमे रु.२०६९.८३ लक्ष व रु.१६९४.७१ लक्ष असे एकूण रु. ३७६४.५४ लक्ष 


इतक्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या RECAPITULATION SHEET प्रमाणे खालील अटी व 


शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी व शर्ती :- 


१) 


र) 


4) 


कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील 


सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य 
खात्याच्या त्या-त्या आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम 
करण्यात याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२ 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी 


स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३अ 


८) शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये वस्तु व सेवा 
खरेदीसाठी गर्व्हनमेंट ई - मार्केटप्लेस ( GEM ) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी. 


2 सदर रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाकरीता येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष 
“७२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, 
०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
११० - रुग्णालये व दवाखाने, 
०४- सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४- सामूहिक आरोग्य केंद्र, 
(00) (०१) - मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१) 
५३- मोठी बांधकामे” 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०११५२७५७६८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


AS H O K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


MAROT] स्स 
RM = 
(अ. मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.५४/ आरोग्य-३अ 


. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सोलापूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-आ३अ). 


oO Ke ७ OM LS ०७८ Ww A 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


(8) [MISCELLANEOUS ITEMS 


== . हाक ७०७७० ७० 6 TROIS ०५% LTE “5७% ७७७० ३. 20० ७. On Oe & 
> 2 5.00-000 
| MSEDCL Charges 500,000 : 
ie (ae सा ieee see त मत Sub Total (८)|____1,20,00,000 


oe eee 


| 
ee (iii) Price Escalation 5% न (P) 


Sheet I 


Name of the Department : Public Health Department 


ney ot ame टाशण ape em ements aye emma 


Name of Work : Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Anagar Ta. Mohol, Dist- Solapur. 


RT A NE A SN RE RNR LI ळात Senne ere eee कट, हन 


RECAPITULATION SHEET eT ee 

| Unit Rate Norms 
Rs Per 

(Sqmt./Meter/LumpSum 


PT SE EE 


Sr. Particulars of Scope 
No. 


___ CostRs. [| 
Component ae Total 


ca ctu ncctenemetenmmen eemecmnenetamenteten mene SR 


(A) ESSENTIAL ITEMS (Componer Components 
1 {Building proper (Built Up Area - Sq.m) Pee’ 0100 
Ground Floor 
First Floor 6,09,84,000 
TotalB.U.A.= 4106.00ISq.M |... | Sub Total (1) 
2. [Electrification Internal 1... 40( 
क 6% 
. हँ 


7 टाळ काट“ 


"टप्पा उन पापणी प ० १ाप0)ी"ी0 पपपॉ"पापॉ”प पापी??? प)? णा ARES MeN TT मजात कडक वरक CPA घ्या Tae 
’ 


Lee वन टी. 


0 (8) 68,98,080 | 


_ 25,00,000 
Sub Total (2) 1,51,46,480 


3 |Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) Sub Total (3) 57,48,400 


4 [Furniture 4106.00x70%=1350Sq.m —s«|_—_—1350.00 5000] Sub Total (4) 67,50,000 
Sub Total (A) 14,26,12,880 


ee 


Fire Fighting Arrangements etc. 


(i) Compound Wall & Gate (Rmt.) “25.00.0 ool 

(ii) Internal Road — neler 

(iii) | Development of Ground i [Sir 2,00,000 

(iv) Parking fe eel 9] _5,00.000 

(४) Land Scaping 7 LS ~ 2.00,000 

(vi) Soil Investigation and Detail Land Survey | [$  2,00.000 

(vil) CC ए्ाा$आ00000७७ | | [$| -48,00,000 

= smantiing of Old Structure” क ist 5,090,000 

Ste ats ne ____| Sub Total (8)______86,00.000 


| ae _____ SubTotal (A) = (1)+(2)+(3)+(4)+(B)| | 18,12,12,880 
(C) 'OPTIONAL ITEMS | ee | 
1 ‘[Ramn/Root Water Harvesting == 10,00,000 | 


२१०५० ना“ नट 2700070700 “70. १ पण भम 2१0 0७ १00 0:.टकणपण0ा*णपणशी0000000एणीण 


lUnder Ground Water Tank for R/W Harvesting 


Se samme । “५००० 0000000000 2५0५१५०५११ me ml 


Water Main Storage. anc pump nouse, bore well etc. 


ee ES ER RE NE Ae eR IS 


oS एपी णणीणी 0 तीला णा 


Air Conditioning 
___50.00.000 


AB Room. Area Lighting, Pumps & Generator 


Project Cost (P)= (A) + (8) + (८) 16,32,12,880 


पसर on Segre see mae OA ne EE ORC tet Ait et ROY 


(i) Contingencies 4% on (sub total 
(ii) GST 18% on (P) | 


fe en A CIN RRR oe EE हाकी. करट CT कारक 2 RN. OR १०५००४००५० ०0 ४0४१ 0” 


A eens पासा ome 


-2,93,78,318| 


| 
| 

| 

| 4.37,69.811| 


नणाणणाणाणण शीण णी TS PCE A NIN PPA ASAP ण ण! 


(iv) Labour Insurance 1% on (P) 
Sub Total (D) 


क क ner er err er er TR a ee 
= A A EE GOCE RSS NE शा AICS SLT TOL — 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 


| 20,68,82,691 

a “SayRs.Lakhs| 2069.83 | 

~~ PLINTH AREA RATES FOR | 

1 Bldg Proper Cost = Rs __28,000 /Sqm | 

2 Elect Work = Rs _______3,689 /SQm | 
3 Water Supply = Rs _____1,400_/5वशो 

4 _ Furniture RS 5,000 Sqm | 

Total (1) + (2) + (3)+(4) 0 URS 88,089 (Sqm | 

| 


Pape | 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Anagar Ta. Mohol, Dist- ६ Solapur. (तनिकयट्तान \ 


Sr. ~ Particulars of Scope 


Sheet | 


AY Pt RR RRR RNR RNR oR A ARAN nen et 


| eee Ta APITULATIONSHEET / ss 
| Unit Rate Norms 

Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


500९0९0000 : 


(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) _____ Components —_ a 00 0 00 gt Sin 


1 |Building proper (Built Up Area - Sq.m) 


Residential Quarters Type-1 
Stilt Floor 

SOON cote 

Second Floor 


Third Floor - 
Residential Quarters Type-ll 
Stilt Floor 


First Floor 


nena Lane 
anes ENR! 


Sq.M 
Sq.M 
263. 


63.31 
3069 
308.19 


Second Floor 
Third Floor 
Residential Quarters Type-Ill 
1. क रा न 
First Floor 
a ae 


Residential esidential Quarters Type-IV 


306.91|Sq. M 


_ 47,10,400 
66,16,680 
66.16 680 


_____ 66, 16.680 
Sub Total (1) 


50,69,788 


Stilt Floor 


First Floor 7 
Second Floor 


[Third Floor 


236.31)Sq.M 
236.31)Sq.M 


— _ TotalB.U.A.=  4070.18/Sq. M 
— Internal 


Re AAA A NS - ण 


1 हा 


क वाग ता 9500600500. 


Water Supply & Sanitary Works __________ _$५७ 10६७1 (3) _____50,69,788 


Furniture 3022.74x70%=2116Sq.m 2116.00/Sq.M 


re ITEMS 


— [@_intemalRoad +~ sf tst 20.00.9000 
(li)__DevelopmentofGround | : bs 2,00,000 
(iii) Land Scaping LS 2,00,000 


) CC Drains and CD Works शि | a LS क 5,00.000 
काता ल 


| 
ति कन कनक ae Sen बर्या ado कमला हह ay oe | 
29,00,000 | 
13,20,99,082 

i 
2 mes | 


| 
| 


Ee NALITEMS _ 
Rain/Roof Water Harvesting att 


Under Ground Water Tank for R/W Harvesting 


Water Main Storage, and pump house, bore well etc. 


___Sub Total (C) 


5 +(B) * (९) 


ts 
_13,33,99,082 


य्य ी बा य या य ee Couto 
(i) Contingencies 4% on (sub total 40,55,830 

ठी 7 (ii) GST 18% on (P) 2,40,11,835 | as 

ग. 0 (iii) Price Escalation 5% on(P) | 66,69,954 क 


_ (४) Labour Insurance 1% on (P) 


Sub Total (D)| 


a on 


i tae ote ete a al(D)| _ 3,60,71,610 
लाला RE तिवक ET AEG) - (00१0) 2009470592 


कक म 08 ककमी 58. ठाताड._____ 169471 | 


PLINTH AREA RATES FOR | 
Bldg Proper Cost Rs _____24,912 _/Sqm | 
Elect Work Rs 2,986 /Sqm 
Water Supply 


_ Furniture 


Rs 1.246 /Sqm 


| 
| 
ee he Dae Bn Meet anes De | 
_RS_ 5.000 /Sqn_ | 

| 


mWN -> 


nin ॥ 1 0. 


| Total (1) +(2)+(3)+(4) RS 84143 Sqm 


Paye | 


